الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 5 مدة التنفيذ 


الفصل 5.1 ... 
مدة التنفيد 
لماعع5 ززم [أباععرع 


1 أمر المباشرة: 017067 1161116116 01111116© 
1 ملةة العقد: ١‏ 
تبدا مدة العقد من التاريخ المحدد في كتاب امر المباشرة الصادر عن الإدارة ما لم تنص شروط العقد على 
خلاف ذلك. 
يجب عدم تنفيذ أي عمل قبل أن يتم تنظيم أول محضر لتسليم الموقع إلى المقاول: ويمكن أن يحدد هذا 
المحضر المناطق التي يمكن للمقاول أن يجري العمل فيها. 
1 معدات التنفيذ: 
يجب على المقاولك إعداد خطط التنفيذ وتقديم المعدات من النوع وبالعدد اللازمين لضمان تنفيذ الأعمال في 
الوقت المحدد وفقاً لهذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. 
1 الاحتماع التحضيري لبدء التنفيذ: 760أأع11 1101 151ام6-عرط 
بعد توقيع العقد. وقبل أداء أي عملء يدعو المهندس إلى عقد هذا الاجتماع بينه. بصفته ممثلاً للإدارة, 
وبين المقاول أو ممثليه. وقد يقوم المهندس بتزويد المقاول بجدول أعمال هذا الاجتماع قبل انعقاده. ويجب 
أن يكون المقاول مستعداً لمناقشة البرنامج الزمني الأولي المقدم منه وخطة التنفيذ المقترحة؛. ومتطلبات 
إدارة العقد والبنود الأخرى المدرجة في جدول اعمال الاجتماع. 
1 إاادارة العمل والتنسيق: 
5 يجب على المقاول تنفيذ العمل في جميع الأوقات بالكيفية والتسلسل اللذين يضمنان أقل ما يمكن من 
العرقلة في حركة المرور: وعليه أن ياخذ بعين الاعتبار التحويلات الملائمة. وعليه عدم المباشرة باي عمل 
من شأنه أن يلحق ضرراً بعمل سبق البدء به. وللمهندس أن يطلب من المقاول إنجاز جزء يجري العمل فيه 
قبل مباشرة العمل في أي جزء آخر. 
- على المقاول تنسيق عمله والتصرف بالمواد العائدة إليه بصورة تحول دون عرقلة عمليات المقاولين 
الآخرين المشتغلين بعمل مجاور. كما عليه تنسيق عمله مع عمل الآخرين بطريقة تدل على روح التعاون؛, 
والقيام بعمله بالتسلسل الصحيح بالنسبة إلى عمل المقاولين الآخرين حسب تعليمات المهندس. 
5 يجب اعتبار كل مقاول مسؤولاً عن أي ضرر يسببه هو أو ممثله للعمل الذي يقوم به مقاول آخر. ويجب 
على كل مقاول تنفيذ عملياته وصيانة العمل بما يضمن التصريف الكافي للمياه في جميع الأوقات. 
1 الأعمال التحضيرية: 
نظرا لأهمية التخطيط والإعداد قبل المباشرة في تنفيذ المشروع.ء فإنه يتوجب على المقاول خلال فترة 
الإعداد اللاحقة لأمر المباشرة المتفق عليها مع المهندس وبالتنسيق معه القيام بالخطوات التالية: 
1 مراجعة مخططات العقد والمستندات ذات العلاقة. 
2- القيام بجميع عمليات الرفع الطبوغرافي اللازمة بما في ذلك : 
- تحديد محور الطريق, وتثتبيت علامات المنسوب. 
- تحديد المقاطع العرضية ورفع مناسيب الأرض الطبيعية. 
- إعداد المخططات اللازمة التي تبين مناسيب الأرض الطبيعية الفعلية واعتمادها. كما يجب القيام بجميع 
الأعمال المساحية المطلوبة. 
- تحديد كميات الحفر والردم على طول الطريق. 
- تحديد مواقع المنشآت الخرسانية. 
-. تحديد جميع العوائق والإنشاءات ضمن حرم الطريق التي تعرقل التنفيذ وإيجاد حلول ملائمة بالتنسيق 
مع الأطراف المعنية. 
: - إعداد برنامج عمل مفصل لجميع بنود العمل التي يجب إنجازها بموجب جدولك الأعمال التحضيرية. 
إعداد مكان ورشة الموقع وتوفير العدد الأدنى من المعدات اللازمة. 
- إعداد مرافق مجمع جهاز الإشراف خلال الفترة المحددة في العقد ووفقاً لشروط العقد. 
7 تحديد مصادر حفر الاستعارة. والحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة وأصحاب الأملاك التي تتوفر 
0 تلك المصادر أو الهيئات والمصالح المعنية. 
- إجراء جميع الاختبارات اللازمة للمواد المأخوذة من مصادر الاستعارة. 
. تحديد مواقع الكسارات وتركيبهاء وإجراء الاختبارات التجريبية اللازمة للمواد التي سيتم تكسيرها 
واللازمة لأعمال الرصف الخرساني أو الإسفلتي. كما يجب الحصول على الموافقات اللازمة على تلك 
المواقع قبل تركيب الكسارات. 
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9 البدء في إعداد تصاميم الخلطات الخرسانية والإسفلتية حسب المواصفات المعتمدة والمواصفات 
الخاصة. 

0 إعداد لائحة بالمواد اللازمة للمشروع خلال الفترة التحضيرية (مثل قوائم أو دعامات الطرق العامة 
والحواجز) والبنود المتفرقة الأخرى؛ والحصول على الموافقة على نوعها ومصادرها. 

1- إعداد جدول أعمال المرحلة التحضيرية؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكر سابقاً.» ووسائل تنفيذ مختلف 
البنود وفقاً لذلك. 

2 إعداد مخططات تحويلات المرور اللازمة. والحصول على الموافقة عليها من الجهات المعنية. 

3 تقديم مؤهلات الجهاز الفني والمقاولين الثانويين المرشحينء وذلك للموافقة عليهم قبل السماح لهم 
بمباشرة العمل. 

14 إعداد النماذج اللازمة للكشوف الشهرية: ونماذج تقارير الاختبارات الشهرية ذات العلاقة. ونماذج 
الطلبات للموافقة عليهاء وكذلك التقارير الأخرى التي ستستعمل أثناء التنفيذ. 

1 البرنامج الزمني: »!ملالا 01 50 300 تتنت روط 

1 الشكل العام للبرنامج الزمني 

يجب على المقاول أن يقدم إلى الف دين برنامج عمل زمني مفصل باستخدام طريقة التخطيط الشبكي 
بالمسار الحرج (الاط لطاعلا طأوط اوء نان لإط 5أكلإ|/ 803 1:ملثاعء11), وذلك خلال 30 يوماً من التاريخ 
المحدد في كتاب أمر المباشرة. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الزمني ما يلي: 

- الترتيب الذي ينوي المقاول أن يتبعه لتنفيذ الأعمال متضمناً الزمن المتوقع لكل عملية من عمليات 
المقاول. بما في ذلك عمليات إعداد الوثائق والشراء وتصنيع الآلات والتوريد إلى الموقع والتنفيذ والاختبار, 
وكذلك عمليات المقاولين الثانويين. 

مواعيد المراجعة والمتابعة والتدقيق المحددة في شروط العقد أو المواصفات الخاصة. 

- مواعيد المعاينات والاختبارات المحددة في العقد. 

- وصف عام للأساليب التي يعتزم المقاول اتباعها لتنفيذ كل مرحلة رئيسية من الأعمال والأعداد التقريبية 
لكل من المهنيين الذين يستخدمهم المقاولء والمعدات التي ينوي استخدامها لتنفيذ هذه المراحل. 
1 اعتماد البرنامج الزمني من قبل المهندس: 

إذا لم يخطر المهندس المقاول خلال 14 يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج الزمني بمدى عدم مطابقة البرنامج 
لشروط العقدء فللمقاول التنفيذ وفق هذا البرنامج مع مراعاة التزاماته الأخرى في العقدء ويحق لعمال 
الإدارة الاعتماد على هذا البرنامج في تخطيط عملياتهم بموجب العقد. إن قبول البرنامج الزمني من قبل 
المهندس لا يعفي المقاول من التزاماته الأخرى في العقد أو تنفيذ أية أعمال وردت في العقد ولم يتضمنها 
برنامجه الزمني. 

1 مراحعة البرنامج الزمني: 

يجب عقد اجتماعات شهرية في موقع العمل يحضرها المهندس والمقاول لمتابعة تقدم سير العمل وبحث 
عمليات المراجعة للبرنامج الزمني في مواعيد يتم الاتفاق عليها بين المهندس والمقاوك. وتعد هذه 
المراجعة الشهرية للبرنامج الزمني أساسآ للتحقق من صحة الكشوف الشهرية التي يتم دفعها مقابل 
العمل المنجز للمقاوك. 

1 تعديل البرنامج الزمني: 

إذا أخطر المهندسس المقاول في أي وقت أن البرنامج الزمني للعمل لم يعد يتوافق مع العقد؛ مع بيان مدى 
عدم التوافق: أو أنه لم يعد هناك تناسب بين التقدم الفعلي (نسبة الإنجاز) والتقدم المستهدف المخطط 
له من قبل المقاول في البرنامج؛. فعلى المقاول تقديم برنامج زمني معدل. كما يجب عليه إخطار المهندس 
بشكل مسبق باية أحداث محتملة مستقبلاً أو ظروف قد تؤثر سلباً في تنفيذ الأعمال أو تؤدي إلى 
تأخيرها. 

1 تقييم المطالبات وأوامر التعديل والتغيير: 

على المقاول أن يدعم أي مطالبة له لزيادة مدة العقد أو زيادة قيمة العقد الناحمة عن طلب الإدارة , 
بالتعديل أو بالتغيير: أو أي سبب آخر يرى المقاول بموجبه أنه يستحق هذه المطالبة: وذلك بتوضيح أثر أي 
من هذه الأحداث على برنامجه الزمني بشكل تفصيلي. 

1 تكاليف إعداد البرنامج الزمني: 

يحدد المهندس طريقة إعداد البرنامج الزمني المعد وفق طريقة المسار الحرج والبرامج الحاسوبية التي 
ينبغي استخدامها في إعداده. وعلى المقاول تامين الكادر البشري المناسب لتشغيل هذه البرامج: ما لم 
يكن مهندس الموقع قادراً على القيام بهذه المهمة. ويتحمل المقاول تكاليف إعداد البرنامج الزمني وفق 
طريقة المسار الحرجء: ما لم تنص شروط العقد أو المواصفات الخاصة على خلاف ذلك. 


34 


الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 5 مدة التنفيذ 


1 أوقات العمل: »!ملالا 4ه 136 
- يجري العمل في تنفيذ الأعمال المطلوبة في العقد خلال النهار لنوبة عمل واحدة في جميع أيام الأسبوع 
عدا أيام الجمع والعطل الرسمية المحددة بموجب الأنظمة النافذة؛ إلا في الحالات الخاصة التي تطلبها أو 
توافق عليها الإدارة خطيآً. على أن تراعى في هذا الشأن أحكام قانون العمل. 

- إذا رغب المقاول في العمل ساعات إضافية (ليلاً أو نهاراً) أو في أيام العطل الرسمية: فعليه أن يقدم 
طل1 خطيآ بذلك إلى الإدارة التي لها الحق بقبول أو رفض هذا الطلب دون بيان الأسباب. وفي حال القبول 
فللإدارة أن تفرض على المقاول دفع التعويضات المترتبة على مراقبة العمل في الورشة خلال هذه الفترات 
الإضافية. 
في حال السماح للمقاول بالعمل ليلاً. يجب عليه تنفيذ جميع الأعمال دون ضجيج أو إزعاج لا مبرر لهماء 
وعلى المقاول أن يدفع للإدارة ويعوضها عن أية أضرار ناجمية عن الضجيج والإزعاج خلال سير العمل أو 
بسببه. وعن جميع المطالبات والتكاليف والرسوم والنفقات أيآ كان نوعها بصدد هذه المسؤولية أو فيما 


يتعلق بها. 
- يترتب على المقاول في الحالات التي يقوم فيها بالعمل ليلآ تأمين الإنارة ووسائل التحكم بالمرور اللازمة 
للمحافظة على السلامة وفق الشروط التي يطلبها أو يوافق عليها المهندسء وذلك لضمان حسن سير 
الأعمال وللتمكن من تنفيذ العمل بالكيفية ذاتها التي يجري فيها أثناء ساعات النهار. 
1 التوفيف المؤقت للعمل: »!ملالا 01 61151011 كناك /11 11110013 
للمهندس الصلاحية بوقف العمل كلياآً أو جزئياً للمدة أو المدد التي يراها ضرورية» بسبب الأحوال الجوية غير 
الملائمة أو بسبب أحوال العمل الأخرى المنصوص على وقفها في العقدء أو للفترة اللازمة بسبب تخلف 
المقاول عن تنفيذ الأوامر الصادرة أو عن التقيد بأي من أحكام العقد. 
- عندما يصبح من الضروري وقف العمل مدة غير محدودة. فعلى المقاول عندئذ أن يخزن جميع المواد 
بصورة تضمن عدم تسببها في عرقلة حركة المواطنين أو إعاقتهم بلا مبررء أو في تلف هذه المواد بأي 
شكل كانء؛ كما يجب عليه اتخاذ كل احتياط لمنع الضرر أو التلف عن العمل المنجزء وإقامة منشآت مؤقتة 
حيثما كان ذلك ضرورياًء وتأمين وسائل الصرف الكافي للمياه عن جسم الطريق. 
- لا يجوز للمقاول وقف العمل دون إذن خطي. 
يحق للإدارة وقف تنفيذ الأعمال في أي وقت تشاء بدون بيان الأسباب. 
1 تحديد مدة العقد وتمديدها: 111116 0111361 01 51011لاع6)< 2110 11311011 قعاعط 
- تحدد مدة إنجاز العمل في صيغة العقدء ويعد إنجاز العمل ضمن مدة العقد المحددة جزءآ أساسياً من 
العقد. 
.تيدأ مدة العقد من التاريخ المحدد في كتاب أمر المباشرة الصادر عن الإدارة. 
- لا يسمح بالعمل إلا في اوقات العمل المذكورة في الفقرة (3.5.1). 

- يمكن منح أيام عمل إضافية للتعويض عن أيام العمل التي ضاعت لأسباب خارجة كلياً عن سيطرة 
المقاولء أو للتعويض عن جزء من مدة العقد ضاع لأسباب حالت دون متابعة العمل بصورة منتظمة وكانت 
خارجة كلياً عن سيطرة المقاولء شرط أن يقوم المقاول بتقديم طلب خطي بتمديد المدة إلى المهندس 
يوضح فيه أسباب التأخير ذاكراً عدد أيام العمل التي ضاعت مع الأدلة الكافية لتبرير هذه المطالبة: وذلك 
خلال 15 يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول. 
تضاف أيام العمل الإضافية المعتمدة من قبل المهندس إلى كامل مدة العقد ولا توزع بشكل نسبي على 
أجزاء العمل المنفصلة. 
1 غرامة التأخير: ببالدجدمعم الحلد 
في حال عدم قيام المقاول بإنجاز الأعمال المطلوبة منه بموجب العقد كاملة بالشكل المطلوبء ولم يقم 
بتسليمها إلى الإدارة خلال المدة المقررة في العقد وأية تمديدات لاحقة تمت الموافقة عليهاء تفرض عليه 
غرامة مالية يحدد مقدارها كما هو منصوص عليه في العقد أو دفتر الشروط: ولو لم يلحق بالإدارة أي ضررء 
دون حاجة لأي إخطار أو إعذار لأن مجرد التأخر يعتبر قائماً مقامهما. 
- تحسب الغرامة على أساس المجموع النهائي لقيمة العقد كله إذا رأت الإدارة أن الجزء غير المنجز يجعل 

من المستحيل الانتفاع بالعمل المنجز على الوجه الصحيح ضمن الوقت المحددء أو يعرقل استعمال أي 

مرفق آخر أو يؤثر تأئيراآً مباشراً على العمل المنجز. 
- أما إذا كان الجزء غير المنجز لا يجعل من المستحيل الانتفاع بالعمل المنجز على الوجه الصحيح ضمن 
الوقت المحدد. ولا يعرقل استعمال أي مرفق آخرء ولا يؤثر تأثيراً مباشراً على العمل المنجزء فإن الغرامة 
تحسب على أساس قيمة الجزء غير المنجز من العمل المتأخر فقط. 

- يتحمل المقاول جميع تكاليف مراقبة العمل الذي ينجز بعد انقضاء مدة العقد المحددة. وتحسم الأتعاب 
التي يتقاضاها المهندس من الإدارة من الكشف الشهري. 
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1 مكافأة الإنجاز المبكر: 164101م011© بزأردع 401 دناازمظ 

إذا نصت الشروط العامة للعقد على جواز منح المقاول مكافأة الإنجاز المبكر؛ وأنهى المقاول بالفعل 
الأعمال قبل الموعد المحدد للإنجاز. وتم تسليمها تسليمآ مؤقتآً بشكل يسمح للإدارة باستخدامهاء فإنه 
يستحق مكافأة إنجاز نسبتها أو قيمتها تعادل نسبة أو قيمة غرامة التأخير المحددة في الشروط العامة 
للعقد. 
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